Nr. 18286 

1 juli 
2015 



STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Goedkeuring werkplan fase 3, opbouw torens, turbines en rotors 
windmolenpark Westermeerwind, Rijkswaterstaat 


Datum: 25 juni 2015 
Nummer: RWS-2015/27941 

Op 17 juni 2015 ontving Rijkswaterstaat Midden-Nederland van Westermeerwind voor de realisatie 
windmolenpark Westermeerwind het werkplan voor de 3e fase, bestaand uit de volgende documen¬ 
ten: 

1. 1506-1037 Schrijven ter begeleiden voor het indienen van documenten ter goedkeuring Windpark 
Westermeerwind. 

2. Werkplan Rijkswaterstaat Fase 3. 

3. Work Method Statement 00100038547-W-IVI16 Installatie Procedure. 

4. Work Method Statement 00100038547-W-M08 Anchoring and Moering. 

5. Hijstekeningen 00100038547-D-L51. 

6. Siemens Westermeerwind Captains Handboek (revision 8). 

7. Siemens Veiligheidsplan RWS, rev.2. 

8. Emergency Response Plan WMW_ERP_R1_NEW_VELT. 

Alle hierboven genoemde documenten liggen op verzoek ter inzage bij Rijkswaterstaat Midden- 
Nederland, kantoor Lelystad. 

Met het aanleveren van dit werkplan heeft u voldaan aan uw verplichting uit voorschrift 4 van de 
vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken voor het realiseren van het windpark Noordoostpol- 
der met kenmerk 8500205193 van 30 november 2010. 

De reeds gevoerde overleggen, het hierboven genoemde werkplan en de bijbehorende bijlagen geven 
mij voldoende inzicht in de organisatie en de uitvoering van de werkzaamheden. 

- In overleg is gesproken over de werkzaamheden nabij de vaargeul. Op enkele locaties zal er 
mogelijk een verkeersstremming kunnen optreden. Hiertoe wordt een apart afstemmingsplan 
opgesteld dat tijdig (uiterlijk 14 dagen vooraf), doch zo vroeg mogelijk, aan ons verzonden zal 
worden in verband met communicatie naar derden voor mogelijke gehele of gedeeltelijke 
stremmingen. 

Besluit: 

Het werkplan fase 3, zoals dat door u aangeleverd is, wordt goedgekeurd. Hiermee kunt u aanvangen 
met het realiseren van de 3e fase. 

U dient er echter wel rekening mee te houden dat er binnen de gestelde termijn van 6 weken bezwaar 
gemaakt kan worden op de goedkeuring van de werkplannen. Ik verwijs hierbij naar de in de bijlage 
genoemde bezwaarmogelijkheden. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Als u over deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de in deze brief genoemde 
contactpersoon. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze, 

het hoofd van de afdeling Handhaving, 

RijkswaterstaatMidden-Nederiand, 

RJ. Luijendijk 

Bezwaar 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en worden gezonden aan de 
hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, ter attentie van de afdeling Werken- 
pakket. 
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Het postadres van Rijkswaterstaat Midden-Nederland is: 
Postbus 2232 
3500 GE Utrecht 



Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste 
het volgende te bevatten; 

a. de naam en het adres van de indiener; 

b. de dagtekening; 

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en 

d. de gronden van het bezwaar. 

Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling 
van het bezwaar noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling. 

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaar¬ 
schrift zijn woonplaats heeft. 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 

a. de naam en het adres van de verzoeker; 

b. de dagtekening; 

c. de gronden van het verzoek (motivering). 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk 
wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd. Naar 
aanleiding van het verzoek kan de bevoegde rechter een voorlopige voorziening treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffie¬ 
recht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na indiening van diens 
verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en 
op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. 
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